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Note de presentation 



A/ DEFINITION DES SECTIONS DE TRAVAUX 



DESIGNATION DE LA 
SECTION 


SENS 


DELIMITATION 


DEBUT 


FIN 


SI 


CASA/RABAT 


PK 20+000 


PK 18+200 


S2 


RABAT/CASA 


PK 17+750 


PK 20+000 


S3 


CASA/RABAT 


PK 18+200 


PK 15+400 


S4 


RABAT/CASA 


PK 17+750 


PK 15+920 


S15 


CASA/RABAT 


PK 2+900 


PK 0+000 



B/ ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUXPAR SECTION 



DESIGNATION 


AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR SECTION 


SI 


S2 


S3 


S4 


S15 


MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE 
SECURITE 


100% 


100% 


33% 


11% 


31% 


TRAVAUX D'EXCAVATION 


100% 


62% 


33% 


11% 


17% 


RECEPTION PST 


100% 


18% 


33% 


11% 


0% 


MISE CEUVRE DE LA G.N.A POUR 
CHAUSSEE 


100% 


18% 


33% 


11% 


0% 


MISE EN CEUVRE DE L'IMPREGNATION 


100% 


18% 


33% 


11% 


0% 


MISE EN PLACE DE LA 1ERE COUCHE 
EME (ELARGISSEMENT) 


100% 


18% 


33% 


11% 


0% 


MISE EN PLACE DE LA BARRIERE GBA 


460 ML 


- 


- 


- 


- 



B/ PHASE ACTUELLE: 

En plus des travaux su cites la phase actuelle a concerne les activites relatives a 

• la validite du dispositif de securite definitif sur les passages inferieurs 

• validation du basculement de la circulation dans la section SI et S3 

• Basculement du trafic entre Pk 20 et PK 16 

• Demarrage des travaux au niveau d' Ain Harrouda 

C/ PHASES PROCHAINES: 

Les prochaines phases du projet concernent les travaux suivants: 



• validation des formulations pour 1' enrobe a module eleve pour couche de roulement 

• validation d'une nouvelle carriere pour appro visionnement en GNA 



SECTION 1 : SENS CASA-RABAT DU PK20+000 AU PK 18+200 
SECTION 2 : SENS RABAT-CASA DU PK 17+750 AU PK 20+000 
SECTION 3 : SENS CASA-RABAT DU PK 18+200 AU PK 15+400 
SECTION 4 : SENS RABAT-CASA DU PK 17+750 AU PK 15+920 
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1ere Couche de Chaussee (GNA) 
Impregnation (Cut Back) 
Demolition de GBA existante 
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